

Οί9ί(Λΐ5^9ηεοΙ 6γ I 
ΤΗθοϋοΓοε Μουιηαρι 
03 (θ: 2010.10.0)^9:40:18 
ΕΕ5Τ 
Ρθ35θπ: δίβΠΒο ΡϋΡ 
(θσι0θ()(ΐ8(1) | 

ΙοοΒίΐοπ: Αϋτβ|5, ΕΙΙίγιϊΚο 
Τγρ09Γ3ίί0 


6933 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 445 

1 Οκτωβρίου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 
ΝΗΣΟΥ ΚΩ 

Αριθμ. 6974 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείδων διακηρύσσει, την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΡΔΑ- 
ΜΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ.» Προϋπολογισμού δημο- 
πράτησης 5.544.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 
κατανεμόμενος στα παρακάτω τμηματικά έργα: 

Έργο ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, με τμηματικό προϋπο¬ 
λογισμό 3.944.000,ΟΟευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ) 

Έργο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΓΟΙ, με τμηματικό προϋπολογισμό 1.600.800,00 ευρώ 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ) που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υπο¬ 
βάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του ως άνω έργου. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Ηρακλείδων, Αντιμάχεια 
Ν. Κως, Νομός Δωδεκανήσου, Ταχ.Κωδ.: 85302, Τηλ.: 
22420 51057, Ραχ: 22420 51108, Ε-πιαίΙ: ίΓ3ΐ<ΙΙά@3ί93ΐο.9Γ, 
Πληροφορίες: Βασίλειος Χατζησταύρος. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της 
Καρδάμαινας, του Δήμου Ηρακλείδων, για την κάλυψη 
πληθυσμού 6.800 κατοίκων την 20ετία. Αναλυτικότερα, 
το έργο αφορά αποκλειστικώς το δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων στους διανοιγμένους δρόμους του υφιστά¬ 
μενου σχεδίου πόλεως του οικισμού της Καρδάμαινας 
και των έργων μεταφοράς στο υφιστάμενο αντλιοστά¬ 
σιο ΑΟ (το οποίο έχει κατασκευαστεί με την εργολαβία 
κατασκευής της ΕΕΛ). 

Το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του 
δημοτικού διαμερίσματος της Καρδάμαινας, αποτελεί- 
ται από δυο δίκτυα αγωγών, το Δίκτυο Α' και το Δίκτυο 
Β' και δύο αντλιοστάσια ακαθάρτων (Α1 και Α2), με τους 
αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς. 

Το συνολικό μήκος του δικτύου βαρύτητας των ακα¬ 


θάρτων ανέρχεται σε 12.5 Κπι περίπου και των κεντρικών 
καταθλιπτικών αγωγών των δύο αντλιοστασίων (ΑΙ και 
Α2) σε 2,8 Κπι περίπου. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

Η μελέτη, η πλήρης κατασκευή και η δοκιμαστική λει¬ 
τουργία για δύο (2) μήνες του υποέργου: Αντλιοστάσια 
ακαθάρτων - καταθλιπτικοί αγωγοί. 

Η πλήρης κατασκευή του υποέργου: Δίκτυο ακαθάρ¬ 
των. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

Δήμος Ηρακλείδων, Ν. Κως. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 5.544.800,00 ευρώ και αναλύ¬ 
εται σε: 


ΣΥΝΟΛΟ 

Συνολικός προϋπολογισμός 

Δαπάνη Εργασιών 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά¬ 
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί 
της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

Αναθεώρηση 


5.544.800,00 ευρώ 
5.544.800,00 ευρώ 
3.421.377,89 ευρώ 

615.848,02 ευρώ 


605.583,89 ευρώ 
137.190,20 ευρώ 


Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 764.800,00 ευρώ 

Ο ως άνω συνολικός προϋπολογισμός, διαχωρίζεται 
στους ακόλουθους επιμέρους προϋπολογισμούς: 

α.Έργο Δίκτυο ακαθάρτων, (ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗ¬ 
ΜΑ): 


Συνολικός προϋπολογισμός 

Δαπάνη Εργασιών 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολά¬ 
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

Απρόβλεπτα(ποσοστού 15% επί της 
δαπάνης εργασιών και του κονδυ¬ 
λίου 

Αναθεώρηση 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 


3.944.000,00 ευρώ 
2.436.223,89 ευρώ 

438.520,30 ευρώ 


431.211,63 ευρώ 
94.044,18 ευρώ 
544.000,00 ευρώ 
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β. Έργο Αντλιοστάσια ακαθάρτων - καταθλιπτικοί 
αγωγοί, (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ): 


Συνολικός προϋπολογισμός 1.600.800,00 

Δαπάνη Εργασιών 985.154,00 

Γενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 177.327,72 

Απρόβλεπτα(ποσοστού 15% επί της 
δαπάνης εργασιών και του κονδυλί¬ 
ου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 

Αναθεώρηση 43.146,02 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 220.800,00 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 


ευρώ 

ευρώ 

ευρώ 


ευρώ 

ευρώ 


Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 18 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 


Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Α.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
στις κατηγορίες έργων και τις τάξεις, όπως ορίζεται 
παρακάτω: 

Υδραυλικά: (ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.377.217,10€) 
4ης ή 5ης τάξης ανεξαρτήτου έδρας. 

Ηλεκτρομηχανολογικά: (ενδεικτικού προϋπολογισμού 
265.706,03 €) Α2 ή 1ης ή 2ης τάξης ανεξαρτήτου έδρας 
καθώς και 3ης τάξης αν έχει έδρα τον Νομό Δωδεκανήσου 
ή τον Νομό Δωδεκανήσου δηλωθέντα ως δεύτερο Νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ευρώπάίκής 
Ένωσης ή του ευρώπάίκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Α.2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Α.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Α.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 3η του Μ.Ε.Ε.Π. για υδραυλικά έργα, 


με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Α.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Α.6 Την μελέτη προσφοράς που θα υποβάλουν οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για το ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 
τμήμα του έργου, καθώς και την μελέτη εφαρμογής 
που θα υποβάλει ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της 
συμβάσεως θα εκπονήσουν γραφεία μελετών, ή συ¬ 
μπράξεις γραφείων μελετών ή συμπράξεις μελετητών 
που θα έχουν σε ισχύ τις παρακάτω κατηγορίες και 
τάξεις πτυχίων: 

α. Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών 
γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 
μελετητών και έχουν πτυχία: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κατηγορία 13) Β' τάξεως και άνω 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

(κατηγορία 9) Β' τάξεως και άνω 

ΣΤΑΤΙΚΑ (κατηγορία 8) Α' τάξεως και άνω 

β. Αλλοδαπά γραφεία μελετών, που 
β.1. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε. Ε., του Ε.Ο.Χ., 
ή χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 
είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών 
αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου α. ή 
Β.2. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγρά¬ 
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά 
Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ 
ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν 
γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την 
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γ ραφείων 
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες με τις προαναφερόμενες στην παρ. α. κατη¬ 
γορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05. 

γ. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις των παραπάνω, με 
οποιονδήποτε συνδυασμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Β. Απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα: 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο δια¬ 
γωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει 
να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

Β.1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, ανα¬ 
γκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει 
από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσης της. 

Β.2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχει¬ 
ριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο 
πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν τη διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση και 
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τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχεί¬ 
ρησης πρόσωπα για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ¬ 
θρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥτου 
Συμβουλίου της ευρώπαϊκής Ένωσης, 
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβου¬ 
λίου της 26ης Μάίου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της 
κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
ευρώπάίκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριό¬ 
τητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας 
του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), 
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), 
ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό Α' - δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ 
τα υπό ε' - κ', μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του 
επαγγέλματος του εργολήπτη. 

Β.3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφά¬ 
λισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία 
(εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει 
ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

Β.4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον 
αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομο¬ 
θεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

Β.5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα 
για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το 
δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων 
(και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία). 

Β.6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις 
εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη. 

Β.7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμ¬ 
βάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. Οι ως άνω 6 και 7 προ¬ 
ϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις. 

Γ. Δικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δη¬ 
μοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφεί¬ 
λει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις της ως άνω 
παρ. Α. και ότι διαθέτει τα προσόντα της ως άνω παρ. 
Β., προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Γ.1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγ¬ 
γραφής: 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγ¬ 
γεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο πιστοποιητικό 
εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορί¬ 
ζεται στην παρ. Α. της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης 
και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται 
από τον Πρόεδρο της Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση 
των οργάνων του διαγωνισμού για αποδεικτικούς λό¬ 
γους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών). 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προ¬ 
ερχόμενης από κράτος - μέλος της ευρώπαϊκής Ένωσης 


ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε 
τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στην παρ. Α. της 
παρούσας,, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της 
Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προ¬ 
ερχόμενης από κράτος - μέλος της ευρώπαϊκής'Ενωσης, 
ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίω¬ 
ση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 
προέλευσης της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 
2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμέ¬ 
νου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

Γ2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά επαγγελματικής κα¬ 
ταλληλότητας: 

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 - 7 της ως άνω παρ. Β 
αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α 
έως ε της ακόλουθης παρ. Γ.2.2., που αφορούν τόσο τις 
μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των κοι¬ 
νοπραξιών, με τις διακρίσεις της ακόλουθης παρ. Γ.2.1. 

Γ.2.1. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενημε¬ 
ρότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα 
με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η 
Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 
προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογη- 
τικών των περιπτώσεων της παρ. Γ.2.2. που ακολουθεί, 
εκτός της περίπτωσης δ', η οποία δεν τις αφορά. Η 
Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενη¬ 
μερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία 
αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονω¬ 
μένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοι¬ 
νοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και 
φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού 
και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, 
εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην Ενημερό¬ 
τητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς 
ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει 
επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει 
για τα στελέχη αυτά. 

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να 
προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός 
αυτού της παραγράφου δ’. 

Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεού- 
νται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των παρ. Γ.2.2. 
Α' έως δ', εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους 
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας 
τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08, οπότε 
απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολο- 
γητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγρα¬ 
φής τους. 

Γ.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 της παρ. Β της 
παρούσας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που υπογρά- 
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φεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρό¬ 
σωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση: 

ί) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνι- 
ζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, 
που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσης του, 

ϋ) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 
2 της παρ. Β δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από 
τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής, 
ίϋ) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό 
παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες 
δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
δημοπρασία) και 

ίν) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβά¬ 
σεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται 
στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφω¬ 
να με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και 
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ. Επ. 
και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, 
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 
20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα 
Νομαρχιακά Μητρώα) και δεν κατέχουν Ενημερότητα 
Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομί¬ 
σουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται: ι) ότι τα 
πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστι¬ 
κούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα 
να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρη¬ 
σης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προ¬ 
έρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα 
των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. 

γ. Γ ια την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επι¬ 
χείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενη¬ 
μερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο 
μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην 
Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή 
υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυ¬ 
τόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρ¬ 
μόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης της. 

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω Β' 
και γ' έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατα- 
σταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι 
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτη- 
σης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν 
διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω 
χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη, 
δ. Γ ια τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου Α.Ι.γ 


κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία 
πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσης τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται 
ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά 
αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν 
κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν 
κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους 
υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές 
ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε τέτοιες οργανώσεις. 

Γ.2.3. Γ ια να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοι¬ 
χεία της παρ. Γ.2.2. πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους δεν 
προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του 
εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται 
έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής 
των προσφορών. 

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, 
που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογη- 
τικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του 
τελευταίου μηνάς πριν τη δημοπράτηση. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες 
Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά 
σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε 
νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υπο¬ 
βολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο 
δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκ¬ 
προσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του 
ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα 
του πρωτοτύπου. 

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή 
απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποί¬ 
ων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυ¬ 
πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ει¬ 
δικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των 
ελληνικών αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν 
καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται 
σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμό¬ 
διο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό. Το 
θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος 
όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 
1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β', 
όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας 
από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οι¬ 
κονομίας και Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή 
φωτοαντίγραφα. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτρο¬ 
πής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά το 
διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχο- 
νται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη 
επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του 
φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο 
και δε νοείται επίδειξη και απόσυρση τους από τους 
διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο δι- 
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αγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή 
σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω 
διαγωνισμό, αποκλείεται. 

Γ.2.4. Δικαιολογητικά συνεργασίας Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων - Μελετητών 

1. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να προ¬ 
σκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται η απο¬ 
κλειστική συνεργασία με τους μελετητές ή τα γραφεία 
μελετών της παρ. Α.6. τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής 
Μελέτης Προσφοράς (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ τμήμα του έργου) 
όσο και της Οριστικής Μελέτης - Μελέτης Εφαρμογής, 
στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ως 
Ανάδοχος. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται 
ότι η πληρωμή των μελετητών ή των γραφείων μελετών 
βαρύνει την εργοληπτική επιχείρηση και περιλαμβάνε¬ 
ται στο κατ’ αποκοπή τίμημα του προϋπολογισμού της 
προσφοράς του. 

2. Η συνεργασία των εργοληπτικών επιχειρήσεων με 
τα γραφεία μελετών θα αποδεικνύεται με υπεύθυνες 
δηλώσεις τόσο των εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
ανάθεση εκπόνησης των μελετών όσο και των μελετητι¬ 
κών γραφείων για την αποδοχή. Συγκεκριμένα θα πρέπει 
να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 εκάστου μελετητή 
ή γραφείου μελετών για την αποκλειστική συνεργασία 
με την εργοληπτική επιχείρηση στην εκπόνηση τόσο 
της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς όσο και της Οριστι¬ 
κής Μελέτης - Μελέτης Εφαρμογής σε περίπτωση που 
ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ως Ανάδοχος με βάση τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 3316/05, του Π.Δ. 696/74 ως ισχύουν και των 
ερμηνευτικών αυτών ή τροποποιητικών διαταγμάτων, 
εγκυκλίων κ,λπ. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται από 
τους μελετητές ότι ουδεμία οικονομική αξίωση έχουν 
από τον κύριο του έργου για τη συνεργασία αυτή. 

Επικυρωμένα αντίγραφα των εν ισχύ μελετητικών 
πτυχίων των μελετητών στις σχετικές κατηγορίες της 
παρ. ΙΙΙ.2.1.Α6. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 εκάστου μελετητή ή 
γραφείου μελετών ότι δεν εμπίπτουν ειδικές διατάξεις 
που να επιβάλλουν αποκλεισμό τους από την ιδιότητα 
του μελετητή. 

Γ.2.5. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκα¬ 
τάστασης τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά 
προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοι¬ 
χεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εται¬ 
ρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς (η ημερομηνία έκδο¬ 
σης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), 
καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον 
Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι 
ονομαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την 
Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται). 

β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά 
το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προ¬ 
σκομίζουν: 


βα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές 

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς. 

βγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετο¬ 
χών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέ- 
τουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης επικαι- 
ροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά 
το δίκαιο της χώρας τους στην οποία έχουν την έδρα 
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν: 

γα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίη- 
σης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυ¬ 
νη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

γβ)Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται 
σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γ ενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. 

γδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, 
η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί 
δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε 
μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως 
επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κα¬ 
τάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 

Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνο¬ 
δεύονται από επίσημη μετάφραση και όσα εξ αυτών 
προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα 
από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 

Δεν απαιτείται βάσει του συνολικού προϋπολογισμού 
του έργου. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 

Ισχύει για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις, που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, οι οποίες θα πρέπει να 
προσκομίσουν: 

Κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τε¬ 
λευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των σημαντικότερων 
έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν την 
αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και να 
προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανο¬ 
νικά. Αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί απευθείας 
διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στην αναθέτουσα 
αρχή (που διενεργεί την παρούσα δημοπράτηση) από 
την αρμόδια αρχή που τα εξέδωσε. 

Υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά μέσα, το μηχανικό 
και τεχνικό εξοπλισμό που έχει στη διάθεση του ο ερ¬ 
γολήπτης για την εκτέλεση του έργου. 

Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλ- 
ληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της επι¬ 
χείρησης κατά την τελευταία τριετία. 
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Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή τεχνι¬ 
κές υπηρεσίες, που θα διαθέσει ο εργολήπτης για την 
κατασκευή του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν η όχι 
στην επιχείρηση. 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥ¬ 
ΝΤΑΙ: 

1. Εγγύηση συμμετοχής 92.859,00 ευρώ (ποσοστό 2% 
επί του προϋπολονισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση καιΦ.ΠΑ). Χρόνος ισχύος τουλάχιστον 14 μήνες. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 232.147,00 ευρώ (ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολονισμού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που το ποσοστό 
έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος 
είναι μεγαλύτερο του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται 
να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επι¬ 
πλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του 
ν. 3669/08, το ύφος της οποίας μπορεί να φτάσει και 
το 35% του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση αναδόχου 
κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πά¬ 
ντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3669/08. 

Οι εγγυήσεις υποβάλλονται ως εγγυητικές επιστολές 
πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ευρώπαϊκής 
Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαί¬ 
ωμα αυτό. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙ¬ 
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» - Εθνικούς Πόρους και 
από Ιδιους Πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και 
της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-93). 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται 
στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 
του ν. 3669/08. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος 
θα γίνεται σε ευρώ. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο. 

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμ¬ 
βαση. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί για το ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ /ΕΠΙΜΕΤΡΟΥ- 
ΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ του έργου με σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 
6 του ν.3669/08 και για το ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
- ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ / ΚΑΤΆΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ του 
έργου με σύστημα προσφοράς του περιλαμβάνει μελέτη 
-κατασκευή σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3669/08. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η μι¬ 
κρότερη τελική οικονομική προσφορά. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του 
ΚΑΤΆΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του έργου παρουσιάζονται 
αναλυτικά στη συνέχεια. 


α/α 

Περιγραφή Κριτηρίου/ 
Υποκριτηρίου 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

ΚΙ. Αρτιότητα και ποιοτική στάθμη προσφερόμενης 
τεχνικής λύσης 

Κ1.1 

Ορθότητα σχεδιασμού και λει¬ 
τουργικότητα του έργου (επάρ¬ 
κεια μεγέθους και γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών, κάλυψη των 
απαιτούμενων προδιαγραφών και 
δυναμικότητας κ.λπ.) 

40 

ΚΙ .2 

Η ένταξη και εναρμόνιση των κατα¬ 
σκευών στο δομημένο περιβάλλον 
και ο βαθμός αντιμετώπισης των 
ενδεχόμενων ειδικών δυσκολιών 

20 

ΚΙ .2 

Επάρκεια και ποιοτική στάθμη ηλε- 
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

40 

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου ΚΙ 

30 

Κ2. Πληρότητα και αρτιότητα τεχνικής μελέτης προ¬ 
σφοράς 

Κ2.1 

Υδραυλικός σχεδιασμός 

30 

Κ2.2. 

Μηχανολογική μελέτη (φάκελος 
Η/Μ εξοπλισμού, σχέδια διάταξης 
Η/Μ εξοπλισμού μονάδων, υπολο¬ 
γισμοί κλπ.) 

30 

Κ2.3 

Ηλεκτρολογική μελέτη (περιγρα¬ 
φές, υπολογισμοί και σχέδια για 
τους πίνακες, τον εξοπλισμό, το 
δίκτυο ενέργειας, το σύστημα αυ¬ 
τοματισμού, κλπ.) 

10 

Κ2.4 

Στατική μελέτη (τήρηση κανονι¬ 
σμών, επάρκεια σχεδίων ξυλο¬ 
τύπων, πληρότητα υπολογισμών, 
κλπ.) 

30 

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ2 

35 

Κ3. Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 

Κ3.1 

Ποιότητα και επάρκεια προσφε- 
ρόμενου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού (δυναμικότητα, χαρα¬ 
κτηριστικά λειτουργίας, ποιότητα 
εξοπλισμού, ύπαρξη εφεδρείας) 

65 

Κ3.2 

Αντιδιαβρωτική προστασία και υλι¬ 
κά κατασκευής του προσφερομέ- 
νου εξοπλισμού 

20 

Κ3.3 

Πληρότητα, επάρκεια, λειτουργικό¬ 
τητα και ευελιξία προσφερομένου 
συστήματος αυτοματισμού καιτη- 
λε-ελέγχου εγκαταστάσεων (ΡΙ_0, 
λογισμικό, κλπ.) 

15 

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ3 

35 


ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ: 

Παραλαμβάνονται από τον Δήμο Ηρακλείδων, Αντιμά- 
χεια Ν. Κως, Νομός Δωδεκανήσου, Ταχ.Κωδ.: 85302, Τηλ.: 
22420 51110, Ραχ: 22420 51108, Ε-πιαίΙ: ίΓ3ΐ<Ιίά@3ί93ίο.9ΐ', κ. 
Ψωμάς Σταύρος ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
09:00 - 14:00, με την καταβολή ποσού 50 ευρώ, εκτός 
αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλεια 
του την αναπαραγωγή. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και ώρα 
10:00 στον Δήμο Ηρακλείδων, Αντιμάχεια Ν. Κως, Νουοο 
Δωδεκάνησου. 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας 
είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα 
στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 
ελληνική μετάφραση. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δεκατρείς (13) μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Αντιμάχεια, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΡΓΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Αριθμ. 12271 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2010 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48900,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22.10.2010 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προ¬ 
σφορών την 12:00 μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγω¬ 
νισμό, απαιτείται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής 
ποσού 1990,00 €. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετο¬ 
χής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 (τηλ. 2642360423 
αρμόδιος Μίλης Γρπγόριος). 

Αμφιλοχία, 23 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 11/10 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διενεργεί ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Ο προϋπολογισμός είναι 152.000 
€ συμπ. του ΦΠΑ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 2 Νο¬ 
εμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π. μ. 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 2 
Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π. μ. 

Υπάρχει εγγύηση συμμετοχής. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές. 

Η παράδοση θα γίνεται στους χώρους της Πανεπι- 
στημιούπολης. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημερολογιακές ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 


Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπο¬ 
λογισμό, Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή. 

Πληροφορίες και παραλαβή της διακήρυξης όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Πανεπιστη- 
μιούπολης - Ρίο, Τμήμα Προμηθειών, Α' κτίριο, ισόγειο, 
τηλ. 2610/969.023, 969.024, 969.066, ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση νννννν.αάπιίη.υραίΓαδ.ρΓ. 

Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Αντιπρύτανης 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθμ. 7485 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καστοριάς επα- 
ναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό 
Διακήρυξης 7446/2010 για την προμήθεια μιας Χειρουργικής 
Τράπεζας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με τροποποίη¬ 
ση των τεχνικών προδιαγραφών και με σύντμηση της ημε¬ 
ρομηνίας διενέργειας αυτού λόγω του κατεπείγοντος. 

Συνολικός προϋπολογισμός: 70.000.00 ευρώ (μαζί με 
το ΦΠΑ). 

Κριτήριο κατακύρωσης: η συμφερότερη προσφορά. 

Τόπος παράδοσης των ειδών: Νοσοκομείο Καστοριάς. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21.10.2010 
ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 14.30 μ.μ., στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (σύντμηση 
της προθεσμίας λόγω του κατεπείγοντος): 22.10.2010, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο Τμήμα Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δι¬ 
αγωνισμό αξίας ίσης με το 5% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με το ΦΠΑ. 

Επιτρεπτή παρουσία στην αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών: νομίμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου των 
διαγωνιζόμενων σχημάτων. 

Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο προς δω¬ 
ρεάν διάθεση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν. 
ΙοείΟΓίαΙτοερίΙαΙ.ςΓ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 6.10.2010 (τελευταία). 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 24670 55621 και 55626, Ιβχ: 24670 55657, βπιείΙ: 
ρωπι@Ι< 33 ΐ 0 Π 3 ΐΊ 05 ρίΐ 3 ΐ. 9 Γ, Τμήμα Προμηθειών. 

Καστοριά, 28 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Αριθμ. 19092 

1. Ο Δήμαρχος Θέρμης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑ¬ 
ΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 
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«ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΘΕΡΜΗΣ», με προϋπολογισμό 1.210.000,00 
ευρώ με το ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών με 
προϋπολογισμό 910.895,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Σωτ. 
Πέτρουλα 2, Θέρμη, μέχρι την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 
2010 . 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310483406, 2310483400, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2310483414, αρμόδια υπάλληλος για 
επικοινωνία Καραγιαννίδου Πόπη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Οκτωβρίου 
2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 & 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, δηλαδή τάξεις 2η και 3η εντός και εκτός νομού 
και 4η εντός νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, γ) 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στην 1η, 2η και 3η τάξη εντός και εκτός νομού και 
4η τάξη εντός νομού για έργα κατηγορίας οικοδομικών 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Η Τεχνική ικανότητα πιστοποιείται με την κατάθεση 
των δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 46 του Π.Δ. 60/07. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.217,91 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 19.5.2011, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες (6 μήνες). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Θέρμης. 

θέρμη, 23 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

Αριθμ. 18123 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνος, προκηρύσσει Ανοικτό Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερδτερη Προσφορά σε ευρώ, για την Προμήθεια «Ενός 
(1) Λεωφορείου εικοσιπέντε (25) θέσεων». 


Η δαπάνη αυτής της Προμήθειας έχει προϋπολογιστεί 
ενδεικτικά σε 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 157/2010 μελέτη 
- τεχνική προδιαγραφή που συντάχθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου μας και θεωρήθηκε νόμιμα, και 
περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2010. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 20η Οκτωβρίου 2010, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών την 
10:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00 
π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνος, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Για την ανωτέρω Προμήθεια μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά: 

α.Έλληνες και αλλοδαποί Προμηθευτές. 

β. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις Προμηθευτών. 

Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν στην 
Υπηρεσία τη φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική 
αξιοπιστία τους, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κατάσταση τους καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες 
τους. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των πέ¬ 
ντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (5.300,00 €), ήτοι σε πο¬ 
σοστό 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς 
τον ΦΠΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Ελευσίνος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ελευσίνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Αριθμ. Διακ. 6211/2010 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ 
Δ.Δ. ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΥΣΩΝ», προϋπολογισμού 
203.305,80 ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (σχετική η με 
αριθμό 45/2010 μελέτη της Τ Υ.Δ.Κ. Ν. Χανιών). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
133.244,08 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα, 
απολογιστικά) και 

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΑ με προϋπολο¬ 
γισμό 32.045,18 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε, απρό¬ 
βλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, και τα τεύχη δημοπράτησης από 
την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100,1ος 
όροφος, τηλ. 2821054090, μέχρι και την Πέμπτη 21.10.2010. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26.10.2010 ημέρα 
Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 
στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά (διεύθυνση, όρο¬ 
φος, τηλέφωνο, φαξ). Η οικονομική προσφορά των δια- 
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γωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζό- 
μενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έρ¬ 
γου, ήτοι τάξεις εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η (εντός 
Νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, Α2 και 1η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται αττό τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, ύψους τριών χιλιάδων τριακοσίων έξι 
ευρώ (3.306,00 ευρώ) να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
27.5.2011 και θα απευθύνονται στο Δήμο Πλατανιά. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκρι- 
θεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά. 

Γεράνι, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» 

Αριθμ. 9711 

1. Ο Δήμαρχος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νομού Ηρακλείου 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, με 
προϋπολογισμό 258.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 154.429,78 €, β) κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 54,872,83 
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι 
τις 14.10.2010, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ), από: το ΤΜΗ¬ 
ΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ του Δήμου 
«Ν. Καζαντζάκης», οδός κόμβος Αγ. Παρασκιών Τ.Κ. 701 
00 Πεζά - 701 00 Πεζά, αρμόδιος υπάλληλος Παύλου 
Καλλιόπη τηλ. 2813 401 129 ή 2813 401111. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19.10.2010, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου (νννννν.όίπιοε- 
πί^οείοζαηΐζαΐάε.ρΐ'). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 


κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2,1η και 2η 
εντός νομού έδρας στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, 
Α2 και 1η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08 (ΚΜ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής ειιιστολής ύψους 4.190,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 0 χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα, Προγραμ.Δημ. 
Επενδύσεων(Π.Δ.Ε,). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». 

Πεζά, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αριθμ. 10011 

Ο Δήμαρχος Αγίου Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης 
προκηρύσσει ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΕΔ), με 
σύστημα προσφοράς επί μέρους έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ- 
ρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 
(ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ (εκα¬ 
τέρωθεν Εθνικής Οδού)», αρ. Μελέτης 444/2009 ΤΥΔΚ 
Ν.Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Δημοπρασί¬ 
ας που εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 672/2010 απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγίου Γεωργίου. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου, με ΦΠΑ, 
ανέρχεται σε 1.429.838,65 €. Εξ αυτών, ποσό 794.826,76 € 
αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών, ποσό 222.551,49 € 
είναι ΓΕ & ΟΕ, ποσό 152.606,74 € οι απρόβλεπτες δαπά¬ 
νες, ποσό 11.699,85 € η αναθεώρηση και ποσό 248.153,82 
€ είναι ο Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: 

Α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
718.503,53 € (άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ) 

Β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπο¬ 
λογισμό 257.895,78 € (άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ) 

Γ) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 124.195,08 
€ (άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ) 

Δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 65.390,95 
€ (άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ) 

Ε) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 3.999,66 
€ (άνευ αναθεώρησης και ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 19.10.2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Αγίου 
Γ εωργίου (Δημοτικό Κατάστημα Ασπροβάλτας). 




6942 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν 
στην 1η ή 2η ή 3η τάξη (εντός και εκτός νομού) ή στην 4η 
(εντός νομού και σε δεύτερο νομό) για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη (εντός και εκτός νο¬ 
μού) ή στην 3η (εντός νομού και σε δεύτερο νομό) για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στην Α2 ή 1η 
τάξη (εντός και εκτός νομού) ή στην 2η (εντός νομού και σε 
δεύτερο νομό) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ευρώπαϊκής'Ενω- 
σης ή του ευρώπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β. κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α., β. και γ. σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/08 (ΚΔΕ), όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγγυη¬ 
τική επιστολή συμμετοχής ποσού 23.400,00 € και χρόνου 
ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, η οποία 
απευθύνεται προς το Δήμο Αγίου Γεωργίου. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου (16) δε¬ 
καέξι μήνες. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπρά- 


τησης, διατίθενται από το Δήμο Αγίου Γ εωργίου οδός 
Πεζόδρομος Παραλίας 11 Τ.Κ. 57021, τηλ. 2397026600. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την προηγούμενη Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία 
η προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία δι¬ 
εξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Ασπροβάλτα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ 
Αριθμ. 3031 

Ο Δήμαρχος Συβρίτου διακηρύττει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΕΣΩΤΕ¬ 
ΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΥΒΡΙΤΟΥ» 

με προϋπολογισμό 200.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από τις εξής κατηγορίες εργα¬ 
σιών: α) Οδοποιίας με προϋπολογισμό 159.632,50 €. 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χορτότζη 20, στο Ρέθυμνο. 
Τ.Κ, 74100, πριν τη δημοπρασία. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το Εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ.: 
28310-27040) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, ΐαΧ 
επικοινωνίας 2831053943, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Παπαδάκης Μιχάλης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, 
στον οικισμό Αγία Φωτεινή του Δ. Συβρίτου του Ν. Ρε¬ 
θύμνης, την 19η του μήνα Οκτωβρίου 2010 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ- 
στημο με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του Π.Δ. 609/85. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρηθούν που τη¬ 
ρείται στη ΓΓΔΕ ΤΟΙΙ Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξης του έργου, δηλαδή εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργο πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικό) με το δημοπρατούμενο. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 3.200,00 ευρώ που θα απευ¬ 
θύνεται προς τον Δήμο Συβρίτου και ισχύος τουλάχιστον 
210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ - 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Συβρίτου. 

Συβριτος, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ 
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ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Αριθμ. Διακ. 96 

Το Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» προκηρύσ¬ 
σει διαγωνισμό διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (175.000 €) συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου 2010, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκο¬ 
μείου με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη 
από το Γραφείο Προμηθειών αντί του ποσού των 306 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 100-13,00. 

Για ελεύθερη (δωρεάν) πρόσβαση σε αντίγραφο της 
διακήρυξης μπορείτε να εισέρχεστε στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου νννννν.αρδανναε-ίιοερ.ρΓ. 

Γ ια τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων από διαγω¬ 
νισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής 
της διακήρυξης. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 9688 

Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντικών», Π.Υ. 199.968,48 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό 
(%) επί των τιμών των υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
ή με έκπτωση σε μονάδες σύμφωνα με τον επίσημο 
τιμοκατάλογο της εταιρείας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, όλες οι εταιρίες πα¬ 
ραγωγής καυσίμων και λιπαντικών καθώς και τα πρα¬ 
τήρια πώλησης καυσίμων οι οποίοι βρίσκονται εντός 
των ορίων του Δήμου μας, που διαθέτουν τα προσόντα 
και δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, την 21η Οκτωβρίου, 
ημέρα Πέμπτη, του έτους 2010, στο Δημοτικό κατάστημα 
του Δήμου και ώρα 11.30 έως 12.00 (ώρα λήξης παραλα¬ 
βής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ίση 
με 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2106642344 - 210662580 εσωτ. 121). 

Να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» την 1.10.10 Παιανία 27.9.10 

Παιανία, 27 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΑΒΑΡΗΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 54/10 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Συσκευών Πλα- 
σμαφαιρέσεως (Κωδικός Αριθμός Προγράμματος Προ¬ 
μηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010: 2104-82360, 
Κωδικός Αριθμός στο Οοπιπιοη ΡΐΌουΓθπίθηΙ νοοαόυΙαΓγ: 
33100000-1) προϋπολογισμού 1.587.000,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον 
προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο 
δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρο¬ 
νικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 1 Οκτωβρίου 2010 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερΙΙαΙ.ςΓ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των ευρώπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 1 Οκτωβρίου 2010. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 30 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ενώ 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η ίο 
Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Χαϊδάρι, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΗΛΙΑΣ Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
-♦- 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 53/10 

Το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια Συσκευών Μεταγγίσε- 
ως & Χορηγήσεως Ορών (Κωδικός Αριθμός Προγράμ¬ 
ματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010: 
2104-82220, Κωδικός Αριθμός στο Οοπιπιοη ΡΐΌουΓθπίθηί 
νοοαόυΙαΓγ: 33194000-6) προϋπολογισμού 259.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με 
τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκο¬ 
μείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για 
χρονικό διάστημα Ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 1 Οκτωβρίου 2010 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.βΙΜοηΐΊοερίΐΒΐ.ςιι·· 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των ευρώπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
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Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 1 Οκτωβρίου 2010. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 26 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 
ενώ ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται 
η 29 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Χαϊδάρι, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΗΛΙΑΣ Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 52/10 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια Χειρουργικών Εργαλείων 
Συσκευών Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων (Κωδικός Αριθ¬ 
μός Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 
έτους 2010: 2101-88250, Κωδικός Αριθμός στο Οοιπιτιοη 
ΡΓΟΟϋΓθπίθπΙ νοοαόυΙθΓγ: 33169000-2) προϋπολογισμού 
500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα συ- 
ναφθεί με τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. Τ ο 
Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβα¬ 
ση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 1 Οκτωβρίου 2010 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.ΒΐΙίΙκοηΙιοεΙιΙΙβΙ.οΐ'. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των ευρώπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 1 Οκτωβρίου 2010. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 22 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ενώ 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23» 
Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Χαϊδάρι, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΗΛΙΑΣ Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
-♦- 

(16) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 57/10 

Τ ο Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Ακτι¬ 
νολογικών Εργαστηρίων (Κωδικός Αριθμός Προγράμ¬ 
ματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010: 
2106-01430, Κωδικός Αριθμός στο Οοπιπιοη ΡΐΌουΓβπιβηΙ 
νοοαόυΙθΓγ: 33140000-3) προϋπολογισμού 5.524.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 


την χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με 
τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκο¬ 
μείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για 
χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 1 Οκτωβρίου 2010 εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Γ.Ν. 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου στο νννννν.αΙίΙΙίΙκοπίΊοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των ευρώπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 1 Οκτωβρίου 2010. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 3π Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 
ενώ ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται 
η 6 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου, 

Χαϊδάρι, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΗΛΙΑΣ Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 58/10 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλι¬ 
κού Εργαστηρίων Εν Γένει (Κωδικός Αριθμός Προγράμ¬ 
ματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010: 
2106-01435, Κωδικός Αριθμός στο Οοπιπιοη ΡΐΌουΓθπίθηί 
νοοαόυΙθΓγ: 33140000-3) προϋπολογισμού 550.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με 
τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκο¬ 
μείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για 
χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 1 Οκτωβρίου 2010 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.βΙΜοηΐΊοερΙίΒΐ.ηι·. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των ευρώπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2010. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η ότι Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, 
ενώ ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται 
η 7 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Χαϊδάρι, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΗΛΙΑΣ Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
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08) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 56/10 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια Χειροκτίων Χειρουργικών 
(Κωδικός Αριθμός Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρε¬ 
σιών Υγείας έτους 2010:2104-90000, Κωδικός Αριθμός στο 
Οοπιπιοη ΡΓΟουΓοπιοπΙ νοοβόυίαιγ: 33141420-0) προϋπολογι¬ 
σμού 1.159.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το 
Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση 
για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 1 Οκτωβρίου 2010 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.αΐίΙ^οηίιοδρίΙεΙ.ρΓ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των ευρώπάίκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 1 Οκτωβρίου 2010. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 2 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ενώ 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 3 
Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Χαϊδάρι, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΗΛΙΑΣ Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. 55/10 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την προμήθεια Υγειονομικού 
Υλικού Διάφορου (Κωδικός Αριθμός Προγράμματος Προ¬ 
μηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010: 2104-83980, 
Κωδικός Αριθμός στο Οοπιπιοη ΡΐΌουΓθΠΊβηί Ν/οοαδυΙαΓγ: 
33140000-3) προϋπολογισμού 3.244.000,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον 
προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο 
δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρο¬ 
νικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 1 Οκτωβρίου 2010 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 € Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.αΐΐίΙτοηΐΊοερΙΙαΙ.ςιΐ'. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των ευρώπάίκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ημερομηνία δη¬ 


μοσίευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 1 Οκτωβρίου 2010. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 1 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, ενώ 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 2 
Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Χαϊδάρι, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΗΛΙΑΣ Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. Διακ. 7882 

Περίληψη επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου του έργου «ΡΙοπτίθά: ΡΙοπουΙΙυΐΌ 
Μθάίίθπαηθαη: ΙηηοηαΙίνο αοίίοηε Τογ ρυόΐίο αηά ρπναΐθ 
ηβΐννοτΚ» του προγράμματος ΡίοςΓαηηπίθ Μοά» (ΙΘ-ΜΕϋΟδ- 
129) (Μεσογειακή Ανθοκομία: Καινοτόμες δράσεις για ένα 
δημόσιο και ιδιωτικό δίκτυο) που έχει ενταχθεί και συγ- 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΡωρΓαπιπίθ ΜΕϋ. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ¬ 
ξης Περιφέρειας Θεσσαλίας Τ.Κ.: 41336 Τηλέφωνο: 
2413503585. 

2. Προϋπολογισμός των δράσεων του έργου: € 
87.325,72. 

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Ανα¬ 
δόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

4. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ε.Ε. ή του ευρώπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσί¬ 
ων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 
2513/1997). β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν 
στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και 
τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι 
υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. 

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο 
για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. 

7. Διάρκεια της σύμβασης: έως 31.5.2012. 

8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Πε¬ 
ριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Τηλέφωνο:2413503585 9 πμ - 2 μμ όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί 
εγκαίρως, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 10 παρ. 1 περ. 
γ του Π.Δ. 118/2007, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απα¬ 
ντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 6 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Περιφερειακό Τα¬ 
μείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας είτε ιδιοχείρως 
είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(οουΝθή ως την 30.10.2010. Ώρα: 13:00 

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 2.11.2010 
Ώρα: 11:00, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας 
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Θσσαλίας. Ρεχ:2410554368. Στο άνοιγμα των προσφορών 
επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

10. Εγγυήσεις: Α) Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5 % του 
προϋπολογισμού (4.367 €). Β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης 
από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης ποσού 
ίσου με το 10% της αξίας της σύμβασης (8.734 €). 

11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

12. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσι¬ 
κό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στη 
δημοσίευση της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βέρνησης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να 
περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να 
υποβάλει Προσφορά. 

13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ¬ 
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέ- 
ρονται στη Διακήρυξη. 

14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται 
από την προσφορά του: έως 31.5.2012. 

15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η 
συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 

16. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική. 

17. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος δια¬ 
τηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας & οποιοδή- 
ποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό 
να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

18. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύ¬ 
νουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

19. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειαας Θεσσαλίας (ΗίΙρ://νν\ΛΛ/ν.ΙΐΊθ553ΐΐ3.3ον.αΐ'/). 

Θεσσαλία, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Η Πρόεδρος 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 
-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. Διακ. 7880 

Περίληψη επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου του έργου «ΝΟνΑΘΒΙΜΕϋ: Ιηηονβίίοηε 
3ξ)ΐΊθθΙθ5 θπ ΙθιίίΙοιι·Θ 5 πιόάίΐθίτβηηθθηβ» του προγράμμα¬ 
τος ΡΐΌ9Γ3ηηπΐΘ Μθά», που έχει ενταχθεί και συγχρημα- 
τοδοτείται από το πρόγραμμα ΡωρΓαπιπίθ ΜΕϋ. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ¬ 
ξης Περιφέρειας Θεσσαλίας Τ.Κ.: 41336 Τηλέφωνο: 
2413503585. 

2. Προϋπολογισμός των δράσεων του έργου: € 142.177,79. 

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Ανα¬ 
δόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

4. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμε¬ 
νος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία 
αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ευρώπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). 


β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι 
υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. 

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές 
μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακή¬ 
ρυξη. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. 

7. Διάρκεια της σύμβασης: έως 30.9.2011. 

8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Πε¬ 
ριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Τηλέφωνο: 2413503585 9 πμ - 2 μμ όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί 
εγκαίρως, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 10 παρ. 1 περ. 
γ του ΠΔ. 118/2007, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απα¬ 
ντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 6 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Περιφερειακό Τα¬ 
μείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας είτε ιδιοχείρως 
είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(οουΐΊθΐ·) ως την 30.10.2010, Ώρα: 13:00. 

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 1.11.2010 
Ώρα: 11:00, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Θσσαλίας. Ρθχ:241 0554368. Στο άνοιγμα των προσφορών 
επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. 

10. Εγγυήσεις: 

Α) Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5 %(7108,89€) του 
προϋπολογισμού. 

Β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον αν’αδοχο με 
την υπογραφή της σύμβασης ποσού ίσου με το 10% 
(14217,78 €) της αξίας της σύμβασης. 

11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

12. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσι¬ 
κό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στη 
δημοσίευση της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βέρνησης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να 
περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να 
υποβάλει Προσφορά. 

13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ¬ 
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέ- 
ρονται στη Διακήρυξη. 

14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται 
από την προσφορά του: έως 30.9.2011. 

15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η 
συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 

16. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική. 

17. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος δια¬ 
τηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδή- 
ποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό 
να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

18. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύνουν το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

19. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειαας Θεσσαλίας (όΙΙρ://νν\Λ/νν.ίΐΊθ533ΐΐ3.ο|ον.9Γ/) 

Θεσσαλία, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Η Πρόεδρος 

Η Γ ενική Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 
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( 22 ) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Αριθμ. Διακ. 86 

Το Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» προκηρύσ¬ 
σει διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 
ΓΑΖΩΝ (ΓΑΖΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ) προϋπολο- 
γιζόμενης δαπάνης εκατόν δέκα τρεις χιλιάδων ευρώ 
(113.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου 2010, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκο¬ 
μείου με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη 
από το Γραφείο Προμηθειών αντί του ποσού των 30 € 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 8.00-13.00. 

Για ελεύθερη (δωρεάν) πρόσβαση σε αντίγραφο της 
διακήρυξης μπορείτε να εισέρχεστε στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου νννννν.αρεανναε-ίιοερ.ΟΓ- 

Γ ια τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγω¬ 
νισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής 
της διακήρυξης. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Νοσοκομείο. 
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικητής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. Διακ. 448Ε/09 

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό 
για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Ηλεκτρομηχανής 
’ΡΙΕίδΤΙΟ ΤΥΡΕ 8ΡΑ 4ν 200νΘ για Κάλυψη Αναγκών Π. 
Πλοίων Εκτιμώμενου Π/Υ:150.000,00ο (Ανευ ΦΠΑ 23%) 
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23.11.2010 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00,στα Γ ραφεία της Ανωτάτης Επιτρο¬ 
πής Προμηθειών (ΑΕΠ), Παπαρρηγοπούλου 2, Πλατεία 
Κλαυθμώνος. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 
22.11.2010 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και μέχρι ώρας 12:00. 

Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά στο τηλ. 
210-3368630. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 24.9.2010. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης 
θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες από τα 
γραφεία: της ΑΕΠ τηλ. 210-3368630. Το τεύχος της Δι¬ 
ακήρυξης χορηγείται με την αντικαταβολή 15 ευρώ. 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 
Με εντολή Διοικητή 
Ο Διευθυντής Προμηθειών 
Γ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
Αριθμ. 15317 

Ο Δήμαρχος Χορτιάτη διακηρύσσει δημόσιο πρόχειρο 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προ¬ 


μήθεια και εγκατάσταση Δικτύου φυσικού αερίου στα 
σχολεία του Ασβεστοχωρίου, προϋπολογισμού 33.770,00 
€ χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 
7.10.2010 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης διαγωνισμού ορί¬ 
ζεται η 11.00 και ώρα λήξης της αποδοχής προσφορών 
η 11.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισμών. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
του συνολικού π/σμού και κατατίθεται σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Λεπτομέρειες της διακήρυξης βρίσκονται στο Δη¬ 
μαρχείο Χορτιάτη (τηλ. 2310358410, 2310357714 Ιωάννα 
Παπαγεωργίου) όπου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Χορτιάτης, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝ. ΓΕΡΑΝΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 12779 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ¬ 
ΤΑΣ», ύστερα από το ΦΕΚ 99/3.2.2010 τ. Β' στο οποίο 
δημοσιεύεται η 1η/1.2.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση για 
την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών ΚΟΙΙ- Υπη¬ 
ρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
την αριθμ 4η/8.3.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου του Νοσοκομείου και την 4η/25.5.2010 Απόφαση 
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση του 
προτύπου σχεδίου διακήρυξης για την ανάδειξη Ανα- 
δόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων 
του Νοσοκομείου και του Κ.Υ. Διαβατών, καθώς και της 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφο¬ 
ρών του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών, 
προκηρύσσει, Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, για την ανάδειξη Αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών διανομής του συσσιτίου στους ασθε¬ 
νείς και στο εφημερεύων προσωπικό του Νοσοκομείου, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, 
προϋπολογισμού δαπάνης 140000,00 € με Φ.Π.Α. από 
πιστώσεις του Νοσοκομείου μας. 

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝ¬ 
ΝΗΜΑΤΑΣ». 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 3.11.2010, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 4.11.2010 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου από την Αρμόδια Επιτροπή. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την 
αρμόδια επιτροπή μετά την επικύρωση του πρακτικού 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών από το Δ.Σ. του Νο¬ 
σοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο την 29.9.2010. 

Γ ια την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 20 ευρώ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου: Εθνικής Άμυνας 41, Θεσαλονίκη, 
τηλ ■ 231 0207475. 

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αριθμ. Διακ. 149/2010 

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανα¬ 
κοινώνει ότι την 10.11.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα την 
13:00, θα διενεργηθεί στα Κεντρικά Γ ραφεία του, που 
βρίσκονται στον Α' Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, 
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
για την προμήθεια ενός (1) πετρελαιοκίνητου μηχανή¬ 
ματος πρόσθιας φόρτωσης με πτυσσόμενο βραχίονα 
(Βθαοίι 813 οΙ<θγ). 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00 
€) χωρίς το ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης ΠΡ.Φ. 149/2010, αντίγραφο της οποίας χο¬ 
ρηγείται στους ενδιαφερομένους από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΩΝ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (τηλ. 2310/593-230) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 3.11.2010, έναντι 
του ποσού των πενήντα (50,00 €) ευρώ. 

Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αριθμ. Διακ. 142/2010 

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανα¬ 
κοινώνει ότι την 8.11.2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα την 
13:00, θα διενεργηθεί στα Κεντρικά Γ ραφεία του, που 
βρίσκονται στον Α' Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, 
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
για την προμήθεια τριών (3) φορτωτών χωρητικότητας 
κάδου 2 πι3. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00 
€) χωρίς το ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους 
της Διακήρυξης ΠΡ.Φ. 142/2010, αντίγραφο της οποί¬ 
ας χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (τηλ. 2310/593-230) κατά 


τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 29.10..2010, 
έναντι του ποσού των πενήντα (50,00 €) ευρώ. 

Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αριθμ. Διακ. 148/2010 

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. Α,Ε. ανα¬ 
κοινώνει ότι την 15.11.2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα την 
13:00, θα διενεργηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του, που 
βρίσκονται στον Α' Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, 
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
για την προμήθεια δύο (2) ερπυστριοφόρων υδραυλι¬ 
κών εκσκαφέων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(350.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης ΠΡ.Φ. 148/2010, αντίγραφο της οποίας χο¬ 
ρηγείται στους ενδιαφερομένους από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΩΝ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (τηλ. 2310/593-230) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 5.11.2010, έναντι 
του ποσού των πενήντα (50,00 €) ευρώ. 

Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ 
-♦- 

(29) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αριθμ. Διακ. 144/2010 

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανα¬ 
κοινώνει άτι την 12.11.2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα την 
13:00, θα διενεργηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του, που 
βρίσκονται στον Α' Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, 
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
για την προμήθεια δύο (2) περονοφόρων της ΟΛΟ ΑΕ. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) χωρίς 
το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης ΠΡ,Φ. 144/2010, αντίγραφο της οποίας χο¬ 
ρηγείται στους ενδιαφερομένους από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΩΝ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (τηλ. 2310/593-230) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 5.11.2010, έναντι 
του ποσού των πενήντα (50,00 €) ευρώ. 

Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ 
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